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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 657 

2 Δεκεμβρίου 2005 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 

Αριθμ. 2288 

Ο Δήμαρχος Αταβύρου, ύστερα από τις 24 η Οκτωβρίου 
και την επαναληπτική 31 η Οκτωβρίου 2005, άγονες δη¬ 
μοπρασίες και με βάση την υπ’ αριθμ. 82/2005 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επικυρώθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 12039/6.9.2005 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί¬ 
ου Διευθ. Τοπικής Αυτ/σης και Διοίκησης Ν. Δωδ/σου, 
προκηρύσσει Ανοιχτή Δημοπρασία που θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του δια¬ 
τάγματα, και το ν. 3263/2004, όπως αυτά ισχύουν κατά 
την ημερομηνία αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης 
για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο για την εκτέλεση 
του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων στο Δ.Δ. Σιανών» 
Α.Μ. 25/2005. 

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δήμο Αταβύρου την 19 η 
του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2005 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 101 Αν για οποιο- 
δήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημοπρασία την ημέρα 
αυτή, η δημοπρασία θα επαναληφθεί την Πέμπτη 5 η του 
μηνός Ιανουάριου του έτους 2006 την ίδια ώρα. 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης των δημοπρατού- 
μενων εργασιών ανέρχεται σε ευρώ 76.800,00 (χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο θα χρηματοδοτηθεί 
από Ι.Π. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., με πτυχία στην κατηγορία έργων: 

1) «ΟΔΟΠΟΙΙΑ», τάξης από Α1 έως 1η ανεξαρτήτου 
νόμου (προϋπολογιζόμενη δαπάνη κατηγορίας μαζί με 
τα απρόβλεπτα 76.800,00 €) ή κοινοπραξίες αυτών που 
καλύπτουν συνολικά όλες τις ανωτέρω κατηγορίες με 
την αντίστοιχη τάξη πτυχίου ανά κατηγορία. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κα¬ 


τάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με αυτές του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζε¬ 
ται σε 2% επί του προϋπολογισμού της μελέτης δηλαδή 
σε 1.536,00 ευρώ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση 
ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή Εγγυητικής Επιστολής ανεγνωρισμένης 
Τράπεζας της Ελλάδος ή του Ταμείου Συντάξεως Μη¬ 
χανικών ή Εργοληπτών ΔημοσίωνΈργων (ΤΣΜΕΔΕ), συ¬ 
ντεταγμένη κατά τον ισχύοντα τύπο για το Δημόσιο. 
Η εγγύηση θα απευθύνεται προς το Δήμο Αταβύρου. 
Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης, 
τόσο της αρχικής όσο και των επαναληπτικών δημο¬ 
πρασιών βαρύνουν τον Ανάδοχο του έργου. 

Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να συμμορφωθούν 
με τους όρους της πλήρους διακήρυξης της οποίας 
μπορούν να λάβουν γνώση όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στα γραφεία του Συνδέσμου Ορεινών Δή¬ 
μων Ρόδου δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία 
λήξης υποβολής προσφορών. Για πληροφορίες οι εν¬ 
διαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου (τηλ. 22410 75440 - 22410 75455 
- 22460 41300). 

Έμπωνας, 30 Νοεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΝ. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΣΠΕΡΙΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΣΠΕΡΙΩΝ 

Αριθμ. 1339 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟ¬ 
ΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΕΣΠΕΡΙΩΝ διακήρυττει ότι διενεργείται δημόσιος μειο- 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


δοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές με 
το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 
καθώς και τις διατάξεις του ν. 1418/1984, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, του π.δ. 609/1985 
καθώς και το ν. 3263/2004, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕ¬ 
ΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. ΣΙΔΑΡΙΟΥ», συνολικού προ¬ 
ϋπολογισμού: 3.150.000,00 € (με Φ.Π.Α. 19%). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ¬ 
ΞΗΣ - ΕΤΠΑ) σε ποσοστό 75% και από Εθνικούς Πόρους 
σε ποσοστό 25%. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22 η Δεκεμβρίου 2005 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (που θα είναι η ώρα 
λήξεως της παραλαβής προσφορών), στα γραφεία της 
ΔΕΥΑ του Δήμου Εσπερίων (Καρουσάδες Κέρκυρας). 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία, για οποιοδήποτε 
λόγο δεν διεξαχθεί την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, 
τότε θα γίνει 5 η Ιανουάριου 2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10:00 π.μ. (που θα είναι η ώρα λήξεως της παραλαβής 
προσφορών), στα γραφεία της ΔΕΥΑ του Δήμου Εσπε¬ 
ρίων (Καρουσάδες Κέρκυρας). 

Οι ημεδαπές εργοληπτικές επιχειρήσεις καταθέτουν 
το φάκελο προσφοράς ιδιοχείρως στην Επιτροπή του 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 
παρ. 44 του ν. 1418/1984. 

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι, που προέρχονται από κράτη 
- μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ. και από κράτη που έχουν 
κυρώσει τη συμφωνία του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμ¬ 
βάσεις, μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους 
και ταχυδρομικά. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 3 η τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας Υδραυλικών και στην 1 η τάξη και άνω 
για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών. 

Β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Εϋρωπάίκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχο με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

Γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 


π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία είναι: 
52.649,00 € και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρ/κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρι¬ 
σμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία της 
ΔΕΥΑ Δήμου Εσπερίων (Καρουσάδες Κέρκυρα) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 26630- 
31025, ΡΑΧ: 26630-31311 ή στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ 
ΕΣΠΕΡΙΩΝ (Βελονάδες Κέρκυρα) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 26630-72347, ΡΑΧ: 
26630-72345, Ε-πιαίΙ: ΐ8θίιηίΙ<θ8@Ι<θΓ.ίθΓΐΐΊηθ1.9Γ (Αρμόδιος 
Πληροφοριών: Καρούμπης Στέφανος). 

Καρουσάδες, 29 Νοεμβρίου 2005 

Ο Πρόεδρος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Αριθμ. 18092 

Ο Δήμαρχος Καβάλας προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με ενιαίο 
ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 4, παρά¬ 
γραφος 4.α του ν. 1418/1984 και του άρθρου 6 του π.δ. 
609/1985, για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή 
του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 
(ΧΑΛΚΕΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ)» προϋπολογισμού 950.000 € με 
Φ.Π.Α., που 0 διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 1418/1985, τα εκτελεστικά του διατάγματα, και το ν. 
3263/2004, όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία 
αποστολής της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση 
στον Ελληνικό Τύπο. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΕΤΠΑ κατά 
75% και Εθνικούς Πόρους κατά 25%. 

Η Δημοπρασία θα γίνει στις 19.12.2005, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10η π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο 
Δήμο Καβάλας ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 1 η τάξη και άνω, για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και στην τάξη Α2 για έργα κατηγορίας 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2940/2001, 
ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην 1 Γ τάξη του ΜΕΕΠ για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και 
στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του 
ν. 1418/1984 όπως ισχύει. 

Εγγύηση συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 16.000 
(δεκαέξι χιλιάδων) ΕΥΡΩ και θα απευθύνεται στο κύριο 
του έργου «ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ». 

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, κατά τις εργά¬ 
σιμες μέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2510-451328 - 333. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Η παραλαβή των τευχών θα γίνεται μέχρι την Τετάρτη, 
14.12.2005 καν ώρα 13.00 μ.μ. 

Καβάλα, 30 Νοεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΠΑΠΠΑΣ 

- ♦ - 

(4) 

Δ.Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 
«ΙΩΑΝΝΟΥ & ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» 

Αριθμ. Φ/Λ/17/16092 

Το Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης προκηρύσσει δημό¬ 
σιο τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές. 

Για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ: 

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ προϋ- 
πολ.δαπάνης 25.000 € συμπ. Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του 
Νοσοκομείου Σπάρτης. 

2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΖΕΙ83 
ΑΧΙΟδΚΟΡ 20 προϋπολ. δαπάνης 10.500 € συμπ. Φ.Π.Α. 
για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Σπάρτης. 

3. ΑΚΑΜΠΤΟ ΛΑΡΥΓΚΟΣΚΟΠΙΟ προϋπολ. δαπάνης 
3.000 € συμπ. Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Νοσοκομείου 
Σπάρτης. 

4. ΚΑΜΕΡΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΕΕΙΟΑ Μ300 προϋπολ. 
δαπάνης 6.500 € συμπ. Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Νο¬ 
σοκομείου Σπάρτης. 

5. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ προϋ¬ 
πολ. δαπάνης 2.100 € συμπ. Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του 
Νοσοκομείου Μολαών. 

Συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα επτά 
χιλιάδων εκατό ευρώ (47.000) € συμπερ. του Φ.Π.Α. με 
κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 11 Ιανουάριου 2006 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του Νοσοκομείου 
από την αρμόδια επιτροπή, οι προσφορές που θα υπο¬ 
βληθούν από όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος θα 
πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στη γραμματεία του 
Νοσοκομείου μέχρι την προηγούμενη διενέργειας του 
διαγωνισμού, ήτοι την 10 Ιανουάριου 2006 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 14:00. 

Για τη λήψη της σχετικής διακήρυξης απαιτείται το 
ποσό των 12 €. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο προμηθειών 
του Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στο τηλ. 27310 21031 καθώς και στην ιστοσελίδα του Γ. 
Ν. Σπάρτης στη διεύθυνση ρωηηΙτΚαίΙτοερδρα.ρΓ. 

Σπάρτη, 28 Νοεμβρίου 2005 

Ο Διοικητής 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΙΡΒΙΛΗΣ 

- ♦ - 

(5) 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

Αριθμ. 29804 

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διακηρύσσει ότι 
διενεργεί Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνσμό με σφαγια¬ 
σμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για τις 
εργασίες εκτέλεσης του έργου «ΔΙΕΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 


ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ στο Ε.Μ.Π.», με το σύστημα 
προσφοράς με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές 
του συμπληρωμένου από την Υπηρεσία Τιμολογίου Με¬ 
λέτης», σύμφωνα με την περίπτωση «α» της παραγρά¬ 
φου 4 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και τις διατάξεις 
του άρθρου 6 του π.δ. 609/1986, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 4 του π.δ. 218/1999, του ν. 3263/28.9.2004, 
καθώς και με την από 22.11.2005 απόφαση του Πρυτα- 
νικού Συμβουλίου Ε.Μ.Π. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας 
του έργου ανέρχεται σε 1.725.500,00 € και αναλύεται 
σε Δαπάνη εργασιών (1.009.473,40 €). Γενικά έξοδα και 
Όφελος εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.) (181.706,11 €), Απρόβλε¬ 
πτα (15% επί της δαπάνης εργασιών και Γ.Ε. & Ο.Ε.) 
(178.677,68 €), Αναθεώρηση (80.137,81 €), Φόρο Προστι¬ 
θέμενης Αξίας (275.500,00 €). 

Η Δημοπρασία θα γίνει στην Αθήνα στις 19.12.2005 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής 
προφορών), στη Διεύθυνση Συντήρησης των Εγκατα¬ 
στάσεων του Ε.Μ.Π. (Κτήριο Διοίκησης, Πολυτεχνειούπο- 
λη, Ηρ. Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 157 73, Ζωγράφου), ενώπιον 
αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δε διεξαχθεί η 
Δημοπρασία την 19.12.2005 τότε θα διενεργηθεί την 
22.12.2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., στην ίδια 
διεύθυνση όπως παραπάνω. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που 
τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν 
στην 2 η ή 3 η , ή 4 η (αλλά μόνο με έδρα το Νομό του έργου 
ή ένα δηλωθέντα δεύτερο) τάξη για έργα κατηγορίας 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 

Γ ια την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατίθε¬ 
νται από τους διαγωνιζόμενους, κατά τους όρους του 
άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985, εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του 
Προϋπολογισμού της Υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 27.400,00 €. Η εγγυητική επιστο¬ 
λή θα απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει 
το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον 
κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης 
κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των 
μελών της. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω σε 
όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία (τεύχη, κ.λ.π.), τον 
τρόπο κτήσης τους και τέλος να παραλάβουν τα έντυπα 
για τη σύνταξη και την υποβολή της προφοράς τους 
προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις 
ώρες 9:00 έως 13:00 στα γραφεία της Διεύθυνσης Συ¬ 
ντήρησης Εγκαταστάσεων, στο Κτήριο Διοίκησης στην 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (Αρμόδια Σοφία Μητάκου, 
Τηλ.: 2107721995). 

Ο Παραλαμβάνων τα έντυπα της δημοπρασίας κα¬ 
θώς και το έντυπο προσφοράς έκπτωσης θα πρέπει 
να προσκομίσει έγγραφη εξουσιοδότηση, στην οποία 
να αναγράφονται λεπτομερειακά τα πλήρη στοιχεία 
των επιχειρήσεων των ενδιαφερομένων (Ατομικές ή 
Εταιρικές, Κοινοπραξίας ή αυτοτελείς, Κατηγορίες και 
Τάξεις, Έδρα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο και Τέλεφαξ). Τα 
λοιπά τεύχη και οι φωτοτυπίες των σχεδίων θα παρα- 
λαμβάνονται επί πληρωμή από το παρακείμενο φωτο- 
τυπείο της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Η παραλαβή τευχών κ.λπ. θα γίνεται μέχρι και δύο 
(2) ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της Δημο¬ 
πρασίας. 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραιτήτων δημοσιεύσε¬ 
ων της διακήρυξης της Δημοπρασίας στην οποία ανα- 
δείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττο- 
νται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. Τα 
έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων διαγω¬ 
νισμών για την ανάθεση του ίδιου έργου, καθώς και τα 
έξοδα των μη απαραιτήτων εκ του νόμου δημοσιεύσεων 
βαρύνουν την αναθέτουσα αρχή και καταβάλλονται από 
τις πιστώσεις του έργου. 

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2005 
Ο Πρύτανης 

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗΣ 

Αριθμ. 5306 

Ο Δήμαρχος Σούρπης διακηρύσσει ότι γίνεται ανοι¬ 
κτή δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς επιμέρους 
ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, του άρθρου 
4 παράγραφος 4.β. του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 
του π.δ. 609/1985, σύμφωνα με: α) τις διατάξεις του ν. 
1418/1984 και του ν. 3263/2004 και των κανονιστικών 
πράξεων (προεδρικών και υπουργικών αποφάσεων) που 
εκδόθηκαν προς εκτέλεση τους και β) τους όρους της 
αναλυτικής διακήρυξης, για την επιλογή αναδόχου για 
την κατασκευή του έργου: 

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΊΑ» 

προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ, που αναλύεται 
σε: 168.067,22 € για εργασίες και 31.932,78 € για Φ.Π.Α. 
(19%). 

Το έργο χρηματοδοτείται με το ποσό των 110.904,48 € 
από το Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» (50.000,00 € για το έτος 
2005 και 60.904,48 € για το έτος 2006) και με το ποσό 
89.095,52 € από ίδιους πόρους του Δήμου Σούρπης. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 22 η Δεκεμβρίου, 
ημέρα Πέμπτη. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών 
ορίζεται η 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί στις 
29 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΊΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 


γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 και άνω του ΜΕΕΠ για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 
42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθ¬ 
μιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό κατατί¬ 
θεται, κατά τους όρους του άρθρου 23 παρ. 1 του π.δ. 
609/1985, εγγυητική επιστολή συμμετοχής που προσδι¬ 
ορίζεται στο ποσό των 3.205,00 ευρώ, και η οποία θα 
απευθύνεται στο Δήμο Σούρπης. Σε περίπτωση διαγω- 
νιζόμενων κοινοπραξιών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει 
να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν τα σχετικά 
της δημοπρασίας κ.α. για σύνταξη και υποβολή της 
προσφοράς τους στα γραφεία του Δήμου. 


Σούρπη, 30 Νοεμβρίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) 


1. Η Δημοτική Επιχείρηση'Υδρευσης και Αποχέτευσης 
Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Δι¬ 
αγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με το σύστημα 
προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες 
μονάδες επί των τιμών του τιμολογίου για την ανάδειξη 
αναδόχου για την κατασκευή του έργου 15/05 ΦΡΕΑΤΙΑ 
ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ προϋπολογισμού δημοπράτησης 60.000 
€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

2. Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερο¬ 
μένους ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους 
τους την 19.12.2005 και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης πα¬ 
ραλαβής προσφορών) στην Επιτροπή που θα βρίσκεται 
στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ, Τέρμα Τυχερού στη Λάρισα 
(τηλ. 2410687180, Ραχ: 2410687144). 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί ο δι¬ 
αγωνισμός την ανωτέρω ημέρα, αυτός θα διενεργηθεί 
την 22.12.2005 την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος. 

3. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις του ΜΕΕΠ με πτυχίο Α1 τάξης στην κατηγορία 
των Οικοδομικών έργων. 

4. Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον 
διαγωνισμό 2% του προϋπολογισμού του έργου ήτοι 
998 €. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΛ. 

6 Ενημέρωση για την μελέτη του έργου καθώς και 
η παραλαβή των τευχών του διαγωνισμού θα γίνεται 
στους ενδιαφερομένους κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ, Τέρμα Τυχερού (τηλ. 
2410687163, Ραχ: 2410687144) έως και την 14.12.2005 από 
την ίδια Υπηρεσία με με αντικαταβολή 10 €. 

Λάρισα, 30 Νοεμβρίου 2005 

Ο Πρόεδρος 

ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 3398 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας, ύστερα από 
την απόφαση 1489/21.6.2005, με την οποία εγκρίθηκαν 
τα τεύχη δημοπράτησης για την εκτέλεση του Έργου: 
«Κατασκευή έργου Διαπλάτυνσης, Τεχνικά και Ασφαλ¬ 
τόστρωση δρόμου Ανιάδα - Συγγρέλο - Αγ. θεόδωροι» 
προϋπολογισμού 2.700.000,00 ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ, 

προκήρυσσει 

Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και σύστημα προσφοράς με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας (άρθρο 4 
παρ. 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) 
για την εκτέλεση του παραπάνω Έργου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή στις 
5 Ιανουάριου 2006 ημέρα Πέμπτη στις 10.00 το πρωί 
(ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) στα Γραφεία 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Μελετών) που 
έχει έδρα στο Καρπενήσι (οδός Κατσαντώνη 2). 

Σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας, η διαδι¬ 
κασία θα γίνει με τους ίδιους όρους την 12 11 Ιανουάριου 
2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στον ίδιο χώρο. 

Στη δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ¬ 
θρων 15 και 16 του ν. 1418/1984 όπως αυτά τροποποιή¬ 
θηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, το ν. 2940/ 
2001 και τις ισχύουσες εγκυκλίους και το ν. 3263/2004 
γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΈ, εφόσον 
ανήκουν στην 3 η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
και άνω με τους ισχύοντες περιορισμούς ως προς τα 
κατώτερα όρια. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 


σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Η Εγγύηση για τη συμμετοχή στη Δημοπρασία, ορίζε¬ 
ται σε 44.965,56 ΕΥΡΩ, δηλαδή ποσοστό 2% της προϋ- 
πολογιζόμενης δαπάνης του Έργου που δημοπρατείται, 
σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985. 

Το έργο προϋπολογισμού 2.700.000,00 ΕΥΡΩ με το 
ΦΠΑ χρηματοδοτείται από το 3° ΚΠΣ/ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ και συμμετοχή του Διαρθρωτικού Ταμείου 
ΕΤΠΑ κατά 75%. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
της ΔΤΥ, οδός Κατσαντώνη 2, Καρπενήσι, 36100, τηλέ¬ 
φωνο 22370 80231, όπου και διατίθενται τα Συμβατικά 
Τεύχη Δημοπράτησης τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέ¬ 
ρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών. 

Καρπενήσι, 29 Νοεμβρίου 2005 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 

-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 3396 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ευρυτανίας, ύστερα από 
την υπ’ αριθμ. 1490/21.6.2005 απόφαση, με την οποία 
εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για την εκτέλεση 
του Έργου: «Κατασκευή έργου Διαπλατύνσεις, Τεχνικά 
και Ασφαλτόστρωση δρόμου Βελωτά - Σάρκινη - Όρια 
Νομού» προϋπολογισμού 2.800.000,00 ευρώ με το ΦΠΑ, 
προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές και σύστημα προσφοράς με επί 
μέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας 
(άρθρο 4 παρ, 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985) για την εκτέλεση του παραπάνω Έργου. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή στις 
9 Ιανουάριου 2006 ημέρα Δευτέρα στις 10,00 το πρωί 
(ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) στα Γ ραφεία της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Μελετών) που έχει 
έδρα στο Καρπενήσι (οδός Κατσαντώνη 2). 

Σε περίπτωση επανάληψης της δημοπρασίας, η διαδικα¬ 
σία θα γίνει με τους ίδιους όρους την 16η Ιανουάριου 2006, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10,00 π.μ. στον ίδιο χώρο. 

Στη δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ¬ 
θρων 15 και 16 του ν. 1418/1984 όπως αυτά τροποποιή- 
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θηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, το ν. 2940/ 
2001 και τις ισχύουσες εγκυκλίους και το ν. 3263/2004 
γίνονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 3η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
και άνω με τους ισχύοντες περιορισμούς ως προς τα 
κατώτερα όρια. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Η Εγγύηση για τη συμμετοχή στη Δημοπρασία, ορίζε¬ 
ται σε 46.628,47 ευρώ, δηλαδή ποσοστό 2% της προϋ- 
πολογιζόμενης δαπάνης του Έργου που δημοπρατείται, 
σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του π.δ. 609/1985. 

Το έργο προϋπολογισμού 2.800.000,00 ευρώ με το 
ΦΠΑ χρηματοδοτείται από το 3ο ΚΠΣ/ ΠΕΠ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ και συμμετοχή του Διαρθρωτικού Ταμείου 
ΕΤΠΑ κατά 75%. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία 
της ΔΤΥ, οδός Κατσαντώνη 2, Καρπενήσι, 38100, τηλέ¬ 
φωνο 22370 80231, όπου και διατίθενται τα Συμβατικά 
Τεύχη Δημοπράτησης τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέ¬ 
ρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών. 

Καρπενήσι, 29 Νοεμβρίου 2005 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΕΥΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ 

Αριθμ. οικ. 3407 

Η Υπηρεσία ΕΥΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟ¬ 
ΜΩΝ προκηρύσσει σύμφωνα με τις διατάξεις των 
ν. 1418/1984 περί ΔημοσίωνΈργων και ν. 3263/2004 περί 
Μειοδοτικού συστήματος Ανάθεσης ΔημοσίωνΈργων 
και των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμά¬ 
των και υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς 
εκτέλεσή τους, όπως έχουν τροποποιηθεί συμπληρω¬ 
θεί και ισχύουν την ημέρα της Δημοπρασίας καθώς 
και σύμφωνα με την Απόφαση ΕΥΔΕ/Σ.Α./οικ. 3406/ 
30.11.2005 του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ, τη διενέργεια ανοικτής 


επαναληπτικής δημοπρασίας με το σύστημα προσφο¬ 
ράς «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 
4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 
του π.δ. 609/1985, για την επιλογή αναδόχου του έργου 
«Εφαρμογή του προγράμματος αποχιονισμού στον οδι¬ 
κό άξονα Κορίνθου - Τριπόλεως και ΠΑΘΕ αρμοδιότητας 
ΔΕΣΕ Τριπόλεως περιόδου 2005-2006» προϋπολογισμού: 
500.000,00 ΕΥΡΩ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 
12.12.2005 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ., (ώρα που 
λήγει η επίδοση των προσφορών) στα γραφεία της 
ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων, που βρίσκονται 
στην Αθήνα οδός Φειδιππίδου και Σεβαστουπόλεως 1. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α α.Ι.Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓ ΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στην 1η και 2η τάξη για έργα κατηγορίας 
Οδοποιίας ανεξάρτητα από την έδρα τους. 

α.2. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓ ΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 3η τάξη για έργα κατηγορίας οδοποιίας 
και έχουν έδρα έναν από τους Νομούς εκτέλεσης του 
έργου (Ν. Αρκαδίας, Ν. Αργολίδας και Ν. Κορινθίας) ή 
έχουν δηλώσει τον έναν από τους Νομούς αυτούς, ως 
δεύτερο Νομό στην Υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ και 
αναγράφεται στη βεβαίωση εγγραφής. 

β Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ). 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΤΕΟ ΑΕ 
(Απόφαση Δ3β/165/11-Τ/13.10.2005) και έχει προϋπολογι¬ 
σμό 500.000,00 ευρώ, στον οποίο περιλαμβάνονται δα¬ 
πάνες: για εργασίες € 285.800,00 €, για ΓΕ και ΟΕ (28%) 
80.024.00 € και για απρόβλεπτα (15%) 54.873,60 €. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
σε οχτώ χιλιάδες πεντακόσια (8.500,00) € και παρέχε¬ 
ται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 27 
π.δ. 609/1985, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 34 
του π.δ. 334/2000, το άρθρο 2 του ν. 2229/1994 και το 
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άρθρο 4 του ν. 3263/2004. Σε περίπτωση διαγωνιζόμε- 
νης κοινοπραξίας η εγγυητική επιστολή πρέπει να είναι 
κοινή υπέρ όλων των μελών της. Απευθύνεται στο Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε./Ε.Υ.Δ.Ε. Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων, 
Αθήνα Φειδιππίδου και Σεβαστουπόλεως 1, Τ.Κ. 115-26 
και ο χρόνος ισχύος της θα είναι ενενήντα (90) ημερο¬ 
λογιακές ημέρες. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα διατίθενται, εφόσον κατα¬ 
βληθεί δαπάνη 25 ευρώ για έξοδα αναπαραγωγής, από 
τα Γραφεία της Ε.Υ.Δ.Ε. Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων 
Φειδιππίδου και Σεβαστουπόλεως 1 Αθήνα (Γραμματεία - 
τηλ. 210.7710138), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, και μέ¬ 
χρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής της δημοπρασίας (χωρίς να προσμετράται 
η ημέρα της δημοπρασίας) ήτοι μέχρι την 7.12.2005. 

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2005 

Ο Διευθυντής 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΑΝΙΑΣ 

Αριθμ. 3651 

1. Ο Δήμαρχος Ανδανίας διακηρύσσει την επιλογή 
αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το σύστημα προ¬ 
σφοράς, με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομά¬ 
δες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημέ- 
νων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των 
προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, (βλ. 
άρθρο 4, παρ. 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985) για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕ¬ 
ΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΜΕΛΠΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΑΝΙΑΣ». 

2. Ο Συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι: 
69.130,22 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

Δαπάνη Εργασιών 42.102,00 ευρώ. 

Γ ενικά έξοδα και Οφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 7.578,36 
ευρώ. 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 7.452,05 ευρώ. 

Αναθεώρηση 1.142,65 ευρώ. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 10.855,16 ευρώ. 

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή του 
Δήμου Ανδανίας. 

4.0 διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 3263/2004, όπως 
αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της δια¬ 
κήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο, καθώς και με 
τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. 

5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του 
Δήμου Ανδανίας στο Διαβολίτσι Μεσσηνίας. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 22η Δεκεμβρίου 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 22η Δεκεμβρίου ημέρα Πέμπτη τότε 
θα διενεργηθεί την 29η Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Ανδανίας. 


Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει ιδιοχείρως από 
το νόμιμο εκπρόσωπο, κατά τα λοιπά όσον αφορά την 
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, θα είναι 
δημόσια και θα ακολουθήσει η διαδικασία όπως αυτή 
αναγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη. 

6. Το έργο χρηματοδείται από πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» και υπόκεινται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
και της κράτησης 6δ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του 
ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α/24.8.1993). 

7. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: Μεμονωμένες Ερ¬ 
γοληπτικές Επιχειρήσεις 

α. εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

αΐ. Στην κατηγορία Υδραυλικών'Εργων Α1, Α2 και Πρώ¬ 
της (1ης) τάξης για επιχειρήσεις ανά την επικράτεια. 

ή 

α2. Στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων 
Α1, Α2 και Πρώτης (1ης) τάξης για επιχειρήσεις ανά την 
επικράτεια. 

β. Προερχόμενες από κράτη της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή της Σ.Δ.Σ. 
του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις κα¬ 
τηγορίες Υδραυλικών'Εργων ή Ηλεκτρομηχανολογικών 
Έργων του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

δ. Κοινοπραξίες των εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε εργολη¬ 
πτική επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετο¬ 
χής όχι μικρότερο από 25%. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με την 
μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα 
με το άρθρο 35 του Π.Π. 609/85. 

8. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές 
του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή οποιοσδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, συνοδευόμενες από μετάφραση 
τους στην Ελληνική γλώσσα ύψους 1.143,00 ευρώ οι 
οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και 
θα παρέχονται όπως ορίζεται στη παρ. 1 του άρθρου 
23 του π.δ. 609/1985. Η ως άνω εγγυητική επιτρέπεται 
να έχει προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι μι¬ 
κρότερη των 90 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα 
του διαγωνισμού. 
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9. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζε¬ 
ται σε 60 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της. 

10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ΤΡΕΙΣ (3) ημερο¬ 
λογιακοί μήνες. 

11. Η χρηματοδοτική ικανότητα των συμμετεχόντων 
πρέπει να αποδεικνύεται από κατάλληλες τραπεζικές 
βεβαιώσεις, τους δημοσιευμένους ισολογισμούς ή απο¬ 
σπάσματα τους των τριών τελευταίων ετών συνοδευό- 
μενες από βεβαίωση ορκωτού λογιστή και από υπεύθυνη 
δήλωση τους για το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών 
της επιχείρησης για τα τρία προηγούμενα οικονομικά 
έτη, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην διακήρυξη. 

Δυνατότητα περιορισμού των στοιχείων της ανωτέρω 
παραγράφου 

Οι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις, μπορούν να μην προσκομίσουν 
τα δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου 11, δεδο¬ 
μένου ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση σε ισχύ ότι είναι 
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις των άλλων κρατών 
- μελών της ΕΕ και του Ε.Ο.Χ. που θα προσκομίσουν 
πιστοποιητικό εγγραφής στους επίσημους καταλόγους 
αναγνωρισμένων εργοληπτών των κρατών μελών, εκδι- 
δόμενο από Αρμόδια Αρχή και που θα μνημονεύονται 
τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
στον κατάλογο, καθώς και η κατάταξη που προκύπτει 
από τον κατάλογο αυτό, μπορούν να μην προσκομίσουν 
τα δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου 11. 

12. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι την προ¬ 
σφορά τους, καθώς και τα συμβατικά τεύχη δημοπράτη- 
σης που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 2 με στοιχεία 
2,3,4,5,6,7 και 8 της αναλυτικής διακήρυξης διατίθενται 
από τον Δήμο Ανδανίας στην Δ/νση Διαβολίτσι Μεσ¬ 
σηνίας Τ.Κ. 24008 ΤΗΛ 27240-31228. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας από τα 
γραφεία του Δήμου Ανδανίας τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Επίσης μπορούν να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και των υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.τ.λ. 
στα γραφεία του Δήμου Ανδανίας, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. Αντίγραφο αυτών μπορούν να πά¬ 
ρουν με δαπάνες και φροντίδα τους κατόπιν αιτήσεως 
τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικούς τα στοιχεία της δημοπρασίας που διατίθενται, 
εφόσον προηγουμένως έχουν εμβάσει στην ανωτέρω 
Υπηρεσία, πέραν της αναφερόμενης στην παρ. 12 δα¬ 
πάνης και τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή 
στον ενδιαφερόμενο. Η Υπηρεσία αποστέλλει τα τεύχη 
δημοπράτησης μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με 
την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία αποστολής που δια¬ 
θέτουν, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη 
τους στον ενδιαφερόμενο. 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι 
επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφί- 
ας-δεμάτων κ.λπ. η Υπηρεσία παραδίδει στις εταιρείες 
αυτές τα τεύχη δημοπράτησης, χωρίς να έχει ευθύνη 
για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει την 
ανάδοχο επιχείρηση. 


Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαραίτητα 
έντυπα θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία του Δήμου 
ΑΝΔΑΝΙΑΣ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
τηλέφωνα 27240-31228. 

Διαβολίτσι 24 Νοεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΑΝΙΑΣ 

Αριθμ. 3653 

1. Ο Δήμαρχος Ανδανίας διακηρύσσει την επιλογή 
αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το σύστημα προ¬ 
σφοράς, με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομά¬ 
δες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημέ- 
νων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας των 
προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, (βλ. 
άρθρο 4, παρ. 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985) για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Δ. ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ, ΔΗΜΟΥ 
ΑΝΔΑΝΙΑΣ». 

2. Ο Συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι: 
71.038,63 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

Δαπάνη Εργασιών 43.991,40 ευρώ 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 7.918,45 
ευρώ. 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 7.786,48 ευρώ 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 11.342,30 ευρώ. 

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή του 
Δήμου Ανδανίας. 

4.0 διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 3263/2004, όπως 
αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της δια¬ 
κήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο, καθώς και με 
τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. 

5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του 
Δήμου Ανδανίας στο Διαβολίτσι Μεσσηνίας. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 9η Ιανουάριου 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 9η Ιανουάριου ημέρα Δευτέρα θα δι¬ 
ενεργηθεί την 12η Ιανουάριου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10.00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Ανδανίας. 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει ιδιοχείρως από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο, κατά τα λοιπά όσον αφορά την 
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, θα είναι 
δημόσια και θα ακολουθήσει η διαδικασία όπως αυτή 
αναγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη. 

6. Το έργο χρηματοδοδείται από πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» και υπόκεινται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
και της κράτησης 6δ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του 
ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α/24.8.1993). 

7. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: Μεμονωμένες Ερ¬ 
γοληπτικές Επιχειρήσεις 

α. εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 




ΦΕΚ 657 
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αΐ. Στην κατηγορία Οικοδομικών Έργων Α1, Α2 και 
Πρώτης (1ης) τάξης για επιχειρήσεις ανά την επικρά¬ 
τεια. 

ή 

α2. Στην κατηγορίαΈργων Οδοποιίας Α1, Α2 και Πρώ¬ 
της (1ης) τάξης για επιχειρήσεις ανά την επικράτεια. 

β. Προερχόμενες από κράτη της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή της Σ.Δ.Σ. 
του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
κατηγορίες Οικοδομικών Έργων ή Έργων Οδοποιίας 
του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

δ. Κοινοπραξίες των εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε εργολη¬ 
πτική επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετο¬ 
χής όχι μικρότερο από 25%. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με την 
μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα 
με το άρθρο 35 του Π.Π. 609/1985. 

8. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές 
του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή οποιοσδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή του Παγκόσμιου Ορ¬ 
γανισμού Εμπορίου, συνοδευόμενες από μετάφραση τους 
στην Ελληνική γλώσσα ύψους 1.194,00 ΕΥΡΩ οι οποίες θα 
απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται 
όπως ορίζεται στη παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 609/1985. 
Η ως άνω εγγυητική επιτρέπεται να έχει προθεσμία ισχύ¬ 
ος που όμως δεν θα είναι μικρότερη των 90 ημερολογια¬ 
κών ημερών από την ημέρα του διαγωνισμού. 

9. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζε¬ 
ται σε 60 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της. 

10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ΔΥΟ (2) ημερο¬ 
λογιακοί μήνες. 

11. Η χρηματοδοτική ικανότητα των συμμετεχόντων 
πρέπει να αποδεικνύεται από κατάλληλες τραπεζικές 
βεβαιώσεις, τους δημοσιευμένους ισολογισμούς ή απο¬ 
σπάσματα τους των τριών τελευταίων ετών συνοδευό¬ 
μενες από βεβαίωση ορκωτού λογιστή και από υπεύθυνη 
δήλωση τους για το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών 
της επιχείρησης για τα τρία προηγούμενα οικονομικά 
έτη, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην διακήρυξη. 

Δυνατότητα περιορισμού των στοιχείων της ανωτέρω 
παραγράφου 

Οι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις, μπορούν να μην προσκομίσουν 


τα δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου 11, δεδο¬ 
μένου ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση σε ισχύ ότι είναι 
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις των άλλων κρατών 
- μελών της ΕΕ και του Ε.Ο.Χ. που θα προσκομίσουν 
πιστοποιητικό εγγραφής στους επίσημους καταλόγους 
αναγνωρισμένων εργοληπτών των κρατών μελών, εκδι- 
δόμενο από Αρμόδια Αρχή και που θα μνημονεύονται 
τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
στον κατάλογο, καθώς και η κατάταξη που προκύπτει 
από τον κατάλογο αυτό, μπορούν να μην προσκομίσουν 
τα δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου 11. 

12. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι την προ¬ 
σφορά τους, καθώς και τα συμβατικά τεύχη δημοπράτη- 
σης που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 2 με στοιχεία 
2,3,4,5,6,7 και 8 της αναλυτικής διακήρυξης διατίθενται 
από τον Δήμο Ανδανίας στην Δ/νση Διαβολίτσι Μεσ¬ 
σηνίας Τ.Κ. 24008 ΤΗΛ. 27240-31228. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας από τα 
γραφεία του Δήμου Ανδανίας τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Επίσης μπορούν να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και των υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.τλ. 
στα γραφεία του Δήμου Ανδανίας, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. Αντίγραφα αυτών μπορούν να πάρουν 
με δαπάνες και φροντίδα τους κατόπιν αιτήσεως τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικούς τα στοιχεία της δημοπρασίας που διατίθενται, 
εφόσον προηγουμένως έχουν εμβάσει στην ανωτέρω 
Υπηρεσία, πέραν της αναφερόμενης στην παρ. 12 δα¬ 
πάνης και τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή 
στον ενδιαφερόμενο. Η Υπηρεσία αποστέλλει τα τεύχη 
δημοπράτησης μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με 
την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία αποστολής που δια¬ 
θέτουν, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη 
τους στον ενδιαφερόμενο. 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι 
επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφί- 
ας-δεμάτων κ.λπ. η Υπηρεσία παραδίδει στις εταιρείες 
αυτές τα τεύχη δημοπράτησης, χωρίς να έχει ευθύνη 
για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει την 
ανάδοχο επιχείρηση. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαραίτητα 
έντυπα θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία του Δήμου 
ΑΝΔΑΝΙΑΣ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
τηλέφωνα 27240-31228. 

Διαβολίτσι 24 Νοεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΑΝΙΑΣ 

Αριθμ. 3650 

1. Ο Δήμαρχος Ανδανίας διακηρύσσει την επιλογή 
αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το σύστημα προ¬ 
σφοράς, με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομά- 
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δες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιη- 
μένων τιμών της Υπηρεσίας με έλεγχο ομαλότητας 
των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, 
(βλ. άρθρο 4, παρ. 4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του 
π.δ. 609/1985) για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑ¬ 
ΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ¬ 
ΤΟΣ ΔΙΑΒΟΛΙΤΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΥΓΚΙΟΥ». 

2. Ο Συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι: 
40.400,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

Δαπάνη Εργασιών 24.648,80 ευρώ. 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (ΓΕ+ΟΕ) 4.436,78 
ευρώ. 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου ΓΕ+ΟΕ) 4.362,84 ευρώ 

Αναθεώρηση 501,16 ευρώ 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 6.450,42 ευρώ. 

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή του 
Δήμου Ανδανίας. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/ 
1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 3263/2004, 
όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής 
της διακήρυξης για δημοσίευση στον Ελληνικό τύπο, 
καθώς και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής 
διακήρυξης. 

5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του 
Δήμου Ανδανίας στο Διαβολίτσι Μεσσηνίας. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η 19η Δεκεμβρίου 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 19η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα τότε 
θα διενεργηθεί την 22η Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Ανδανίας. 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει ιδιοχείρως από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο, κατά τα λοιπά όσον αφορά την 
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, θα είναι 
δημόσια και θα ακολουθήσει η διαδικασία όπως αυτή 
αναγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» και υπόκειται στις κρατήσεις που 
προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του 
ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α/24.8.1993). 

7. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: Μεμονωμένες Ερ¬ 
γοληπτικές Επιχειρήσεις 

α. εγγεγραμμένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

αΐ. Στην κατηγορία ΥδραυλικώνΈργων Α1, Α2 και Πρώ¬ 
της (1ης) τάξης για επιχειρήσεις ανά την επικράτεια. 

ή 

α2. Στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων 
Α1, Α2 και Πρώτης (1ης) τάξης για επιχειρήσεις ανά την 
επικράτεια. 

β. Προερχόμενες από κράτη της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή της Σ.Δ.Σ. 
του Π.Ο.Ε., όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνω¬ 
ρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε 
αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις κα¬ 
τηγορίες ΥδραυλικώνΈργων ή Ηλεκτρομηχανολογικών 
Έργων του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 


κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

δ. Κοινοπραξίες των εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε εργολη¬ 
πτική επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετο¬ 
χής όχι μικρότερο από 25%. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με την 
μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία και συγκεκριμένα 
με το άρθρο 35 του Π.Π. 609/1985. 

ε. Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα 
Νομαρχιακά Μητρώα αντίστοιχης κατηγορίας και πτυ¬ 
χίου. 

8. Για τη συμμετοχή στη διαδικασία πρέπει να κατα¬ 
τεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυητικές επιστολές 
του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή οποιοσδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, συνοδευόμενες από μετάφρα¬ 
ση τους στην Ελληνική γλώσσα ύψους 669,00 ΕΥΡΩ οι 
οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα 
παρέχονται όπως ορίζεται στη παρ. 1 του άρθρου 23 
του π.δ. 609/1985. Η ως άνω εγγυητική επιτρέπεται να 
έχει προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι μικρότε¬ 
ρη των 90 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα του 
διαγωνισμού. 

9. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς ορίζε¬ 
ται σε 60 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της. 

10. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ΤΡΕΙΣ (3) ημερο¬ 
λογιακοί μήνες. 

11. Η χρηματοδοτική ικανότητα των συμμετεχόντων 
πρέπει να αποδεικνύεται από κατάλληλες τραπεζικές 
βεβαιώσεις, τους δημοσιευμένους ισολογισμούς ή απο¬ 
σπάσματα τους των τριών τελευταίων ετών συνοδευό¬ 
μενες από βεβαίωση ορκωτού λογιστή και από υπεύθυνη 
δήλωση τους για το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών 
της επιχείρησης για τα τρία προηγούμενα οικονομικά 
έτη, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην διακήρυξη. 

Δυνατότητα περιορισμού των στοιχείων της ανωτέρω 
παραγράφου 

Οι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις, μπορούν να μην προσκομίσουν 
τα δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου 11, δεδο¬ 
μένου ότι θα προσκομίσουν βεβαίωση σε ισχύ ότι είναι 
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις των άλλων κρατών 
- μελών της ΕΕ και του Ε.Ο.Χ. που θα προσκομίσουν 
πιστοποιητικό εγγραφής στους επίσημους καταλόγους 
αναγνωρισμένων εργοληπτών των κρατών μελών, εκδι- 
δόμενο από Αρμόδια Αρχή και που θα μνημονεύονται 
τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
στον κατάλογο, καθώς και η κατάταξη που προκύπτει 
από τον κατάλογο αυτό, μπορούν να μην προσκομίσουν 
τα δικαιολογητικά της ανωτέρω παραγράφου 11. 
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12. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι την προ¬ 
σφορά τους, καθώς και τα συμβατικά τεύχη δημοπράτη- 
σης που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 2 με στοιχεία 
2,3,4,5,6,7 και 8 της αναλυτικής διακήρυξης διατίθενται 
από τον Δήμο Ανδανίας στην Δ/νση Διαβολίτσι Μεσ¬ 
σηνίας Τ.Κ. 24008 ΤΗΛ 27240-31228. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας από τα 
γραφεία του Δήμου Ανδανίας τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Επίσης μπορούν να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και των υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.τ.λ. 
στα γραφεία του Δήμου Ανδανίας, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. Αντίγραφο αυτών μπορούν να πάρουν 
με δαπάνες και φροντίδα τους κατόπιν αιτήσεως τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικούς τα στοιχεία της δημοπρασίας που διατίθενται, 
εφόσον προηγουμένως έχουν εμβάσει στην ανωτέρω 
Υπηρεσία, πέραν της αναφερόμενης στην παρ. 12 δα¬ 
πάνης και τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή 
στον ενδιαφερόμενο. Η Υπηρεσία αποστέλλει τα τεύχη 
δημοπράτησης μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με 
την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία αποστολής που δια¬ 
θέτουν, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη 
τους στον ενδιαφερόμενο. 

Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι 
επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς αλληλογραφί- 
ας-δεμάτων κ.λπ. η Υπηρεσία παραδίδει στις εταιρείες 
αυτές τα τεύχη δημοπράτησης, χωρίς να έχει ευθύνη 
για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσης βαρύνει την 
ανάδοχο επιχείρηση. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαραίτητα 
έντυπα θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία του Δήμου 
ΑΝΔΑΝΙΑΣ όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 
τηλέφωνα 27240-31228. 

Διαβολίτσι 24 Νοεμβρίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΞΗΡΟΚΩΣΤΑΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
Αριθμ. 36119 

1. Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης διακηρύσσει ότι εκτίθεται 
σε ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
και με σύστημα υποβολής προσφοράς «με ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του 
ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του ν. 3263/2004 κ.λπ. η 
εκτέλεση του έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδών» ΑΡ. ΜΕΛ.: 
58/2005, προϋπολογισμού δαπάνης 499.902 € με Φ.Π.Α. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 29 Δεκεμβρίου 2005, 
ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ., (λήξη προθεσμίας 
υποβολής προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπη¬ 
ρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης (Σοφ. Βενιζέλου 112 και 
Πρωτόπαππα) από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί την 5 
Ιανουάριου 2006, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. 


3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις δημοσίων έργων (ατομικές ή εταιρικές) εγγε¬ 
γραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π., Α τάξης οδοποιίας. 

4. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 8.402 € ανα¬ 
γνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

5. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παραλάβουν το 
έντυπο της οικονομικής προσφοράς και να πληροφο- 
ρηθούν για τη μελέτη του έργου στα γραφεία της Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, (τηλ.: 210 - 9970000). 

Η ανωτέρω δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει το μει¬ 
οδότη. 

Ηλιούπολη, 29 Νοεμβρίου 2005 

Η Αντιδήμαρχος 

ΕΥΦΥΜΙΑ ΖΑΝΝΙΑ 

- ♦ - 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 

Αριθμ. 36054 

1. Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης διακηρύσσει ότι εκτίθεται 
σε ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 
με σύστημα υποβολής προσφοράς «με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ν. 
1418/1984, του π.δ. 609/1985, του ν. 3263/2004 κ.λπ. η 
εκτέλεση του έργο «Ανακατασκευή αγωγού ακαθάρτων 
οδού Φαρμακίδου» ΑΡ. ΜΕΛ.: 50/2005, προϋπολογισμού 
δαπάνης 86.035 € με Φ.Π.Α. 

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 5 Ιανουάριου 2006, ημέ¬ 
ρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ., (λήξη προθεσμίας υποβο¬ 
λής προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Ηλιούπολης (Σοφ. Βενιζέλου 112 και Πρωτό¬ 
παππα) από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί την 12 
Ιανουάριου 2006, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. 

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις δημοσίων έργων (ατομικές ή εταιρικές) εγγε¬ 
γραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π., Α1 τάξης υδραυλικών. 

4. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 1.446 € ανα¬ 
γνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ, 

5. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παραλάβουν το 
έντυπο της οικονομικής προσφοράς και να πληροφο- 
ρηθούν για τη μελέτη του έργου στα γραφεία της Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, (τηλ.: 210 - 9970000). 

Η ανωτέρω δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον μει¬ 
οδότη. 

Ηλιούπολη, 29 Νοεμβρίου 2005 

Η Αντιδήμαρχος 

ΕΥΦΥΜΙΑ ΖΑΝΝΙΑ 

- ♦ - 

(16) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 

Αριθμ. 6265 

Ο Δήμος Τρικκαίων προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό 
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διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προ¬ 
μήθεια ασφαλτομίγματος, συνολικής δαπάνης είκοσι 
επτά χιλιάδες οκτακόσια σαράντα έξι ευρώ (27.846,00€), 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 15.12.2005, ημέρα Πέμπτη 
στο δημοτικό κατάστημα (Δημαρχείο), στην οδό Ασκλη¬ 
πιού 18. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 11:00. 
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται από της 10:00 
έως της 11:00. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται, στον Ευστρατιάδη Γεώργιο, 
υπάλληλο του Δήμου Τρικκαίων, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο 24310 - 63260. 

Τρίκαλα, 30 Νοεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ ΤΑΜΗΛΟΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ 

Αριθμ. 6850 

Ο Δήμος Αυλίδος προκηρύσσει Δημόσιο τακτικό μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για 
την ανάδειξη προμηθευτού: Υγρών καυσίμων για τις 
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και για το χρονικό 
διάστημα από 1η Ιανουάριου 2006 και μέχρι 31η Δεκεμ¬ 
βρίου 2006 με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη 
προσφερόμενη επί τοις εκατό (%) έκπτωση επί της 
μέσης λιανικής τιμής ανά λίτρο υγρού καυσίμου εντός 
των ορίων του Δήμο Αυλίδας. 

Το δημοπρατούμενο ποσόν είναι 124.943,·44€ συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο Διαγωνισμός για την προμήθεια των υγρών καυ¬ 
σίμων θα γίνει την 15η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του 
έτους 2005, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και με ώρα λήξης παραλα¬ 
βής προσφορών την 10:00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας 
Επιτροπής. 

Αν η Δημοπρασία αποβεί άκαρπη, για οποιονδήποτε 
λόγο, θα επαναληφθεί στις 27 του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
του έτους 2005 ίδια μέρα και ώρα. 

Ουδεμία προσφορά γίνεται δεκτή μετά την παρέλευση 
της παραπάνω ημέρας και ώρα πλην μόνο εάν εξακο¬ 
λουθεί η παράδοση των φακέλων χωρίς διακοπή. 

Η διεξαγωγή της δημοπρασίας η αποσφράγιση προ¬ 
σφορών και η ανακήρυξη μειοδότη θα γίνει σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 16, 18 και 19 του π.δ/τος 
28/1980. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
Αυλίδας και στην έδρα αυτού Φάρου 10 Δ.Δ. Βαθέος. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

1. Όλα τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα. 

2. Συνεταιρισμοί. 

3. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά. 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από την 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα καλύπτει το 
2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της 
προμήθειας ποσού 2.498,86€. 


Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την υπη¬ 
ρεσία του Δήμου Αυλίδας και στα τηλέφωνα 2224031000, 
31228 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αυλίδα, 28 Νοεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Β. ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ 

-♦- 

(18) 

ΝΟΜ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΟΔΟΠΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓ. ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ 

Αριθμ. 6357 

Ο Νομάρχης Ροδόπης προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ¬ 
ΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 
του π.δ. 609/1985, για την ανάδειξη μειοδότη εκτέλεσης 
εργασιών, σύμφωνα με την παράγραφο 2° του άρθρου 
4 του ν. 1418/1984 όπως ισχύει και με τους όρους του ν. 
3263/2004, κατασκευής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙ¬ 
ΙΑ», δαπάνης κατά τη μελέτη 300.000,00 Ευρώ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΚΑΠ 
(Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι) έτους 2005 (3η τροπο¬ 
ποίηση) και με ΚΑΕ: 2005ΚΠ00000089. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22.12.2005 ημέρα 
Πέμπτη και με ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προ¬ 
σφορών) στα γραφεία της Δ/νσης Εγγείων Βελτιώσεων 
στην οδό Φιλίππου 82 τηλ.: 25310-23237 στην πόλη Κο¬ 
μοτηνή. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α2 τάξης και 
άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Αν για οποιοδήποτε λόγο η 
δημοπρασία δεν διεξαχθεί την προαναφερθείσα ημε¬ 
ρομηνία, θα διενεργηθεί στις 29.12.2005 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00 π.μ. 

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται εγγύηση 
2% στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Υπηρεσίας 
δηλαδή ποσού ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ 
(5.043,00) Ευρώ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
23 και 27 του π.δ. 609/1985 που πρέπει να απευθύνε¬ 
ται στο ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΟΔΟΠΗΣ Δ/ΝΣΗ 
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ και προσκόμιση αποδεικτικού 
ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο σύμφωνα με 
την αριθμ. 2048300/6844-11/0016 απόφαση του Υπουρ¬ 
γού Οικονομικών (ΦΕΚ 508/τεύχος Β/9.8.1990). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και να 
παραλαμβάνουν τα σχετικά Τεύχη της Δημοπρασίας 
προσερχόμενοι στα γραφεία της Δ/νσης Εγγείων Βελτι¬ 
ώσεων Ροδόπης στην Κομοτηνή τουλάχιστον δύο εργά¬ 
σιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών 
(χωρίς να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού). 

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης της 
αρχικής και τυχόν επαναληπτικών δημοπρασιών βαρύ¬ 
νουν τον ανάδοχο του έργου. 

Κομοτηνή, 25 Νοεμβρίου 2005 

Ο Νομάρχης 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ 

Αριθμ. 5098 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΥΡΟΥ, προκηρύσσει ανοικτή δημο¬ 
πρασία, με το σύστημα της ελεύθερης συμπλήρωσης 
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τιμών τιμολογίου του άρθρου 4 παρ. 4 περίπτωση δ 
του ν. 1418/1984 και του άρθρου 9 του π.δ. 609/1985 
με τη διευκρίνιση ότι ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικός 
επί ποινή αποκλεισμού, για την εκτέλεση του έργου: 
«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ ΚΑΙ 
ΚΑΡΑΛΗ ΣΚΥΡΟΥ» με την προϋπόθεση μη αποδοχής αρ¬ 
νητικής έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
5 παρ. 3 του π.δ/τος 609/1985 - το ν. 1418/1984 «Δημόσια 
Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», το ν. 2229/1994 
«Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 1418/1984 και άλ¬ 
λες διατάξεις», το π.δ. 171/1987, 98. 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 363.650,93 €. 

(Η πιθανή αναθεώρηση και ο ΦΠΑ, περιλαμβάνεται 
στον προϋπολογισμό του έργου,) 

(Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΕΙΝΑΙ 363.650,93 € η οποία 
προέρχεται από Πιστώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / 
V ΚΠΣ κατά 75% και από πιστώσεις του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων κατά 25%. 

- ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΦΠΑ ΕΙΝΑΙ: 41.835,95 €. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 19.12.2005 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 19.12.2005, τότε θα διενεργηθεί την 
22.12.2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς, εργοληπτικές επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες 
στο ΜΕΕΠ: 

αΐ. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η -3η τάξη για έργα 
κατηγορίας Η/Μ με έδρα το Νομό Εύβοιας ή έναν όμορο 
νομό. 

α2. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η - 2η τάξη για έργα 
κατηγορίας Η/Μ γενικώς. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για 
τις δημόσιες συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Π.Ο.Ε., όπου τηρού¬ 
νται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για 
τις δημόσιες συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Π.Ο.Ε., όπου δεν 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, 
παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημο- 
πρατούμενο. 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για 
την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου και υπό τους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 


θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

Στ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας Η/Μ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 
16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

ζ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος, 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμού για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, καθο¬ 
ρίζεται σε ποσοστό 2% στο δημοπρατούμενο προϋπο¬ 
λογισμό, δηλαδή, στο ποσό των «6436.30 €» και πρέπει 
να απευθύνεται προς Ο.Τ.Α. Σκύρου και να βεβαιώνεται 
με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ, συνταγμένη 
σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει για το Δημόσιο (άρθρα 
23 και 27 παρ.6 του π.δ. 609/1985). Οι παραπάνω εγγυ¬ 
ητικές, ΔΕΝ επιτρέπεται να έχουν προθεσμία ισχύος 
μικρότερη από 90 (ενενήντα) ημέρες. 

Οι οικονομικές προσφορές των διαγωνιζομένων (προ¬ 
ϋπολογισμός προσφοράς και τιμολόγιο προσφοράς), θα 
συμπληρώνονται ΜΟΝΟ επί του εντύπου που χορηγεί 
ο ΔΗΜΟΣ. ΣΚΥΡΟΥ. 

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Σκύρ- 
ρυ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (τηλ.: 22220-91206 
Συμεωνίδου) Τ.Κ. 34007 ΣΚΥΡΟΣ. 

Σκύρος, 30 Νοεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΑ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αριθμ. 7834 

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 22 του μηνός Δεκεμβρί¬ 
ου 2005, θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δρυμαλίας, μειοδο¬ 
τικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί 
τοις εκατό, κατά ομάδες ημών ομοειδών εργασιών, επί 
των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της 
μελέτης (άρθρο 7 του π.δ. 609/1985), για την ανάδειξη 
εργολάβου εκτέλεσης του έργου, «Κατασκευή Βοηθη¬ 
τικών χώρων Αθλοθεάτρου στο Δ.Δ. Φιλωτίου». 

Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00 
π.μ. ώρα. 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου, θα γίνουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α. Του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συ¬ 
ναφών θεμάτων». 

β. Του π.δ. 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων». 

γ. Του ν. 2229/1994, τροποποίηση και συμπλήρωση του 
ν. 1418/1984. 

δ. Του π.δ. 286/1994, τροποποίηση διατάξεων του 
π.δ. 609/1985 και π.δ. 402/1996. 
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ε. Των π.δ. 76/1985 και π.δ. 171/1987, που αναφέρονται 
στην εκτέλεση έργων Ο.Τ.Α. 

ζ. Των ν. 2372/1996 και ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 25Α/9.2.1998) 
και του π.δ. 410/1995. 
η. Το ν. 3263/2004 (Φ.Ε.Κ 179 Α /28.9.2004). 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου που θα 
δημοπρατηθεί είναι 29.867,00 ευρώ, μαζί με το Φ.Π.Α. 

Η προθεσμία που θα τελειώσει το έργο ορίζεται σε 
έξι ημερολογιακούς μήνες. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 673 
ευρώ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμμάτιου εισπράξεως του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Στη δημοπρασία μπορούν να πάρουν μέρος εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων εγ¬ 
γεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1 ή Α2 ή 1ης τάξης, για έργα 
οικοδομικά, καθώς και όσοι άλλοι έχουν τα απαραίτητα 
προσόντα και το πτυχίο τους να καλύπτει το ποσό του 
προϋπολογισμού του έργου για έργα οικοδομικά υπό 
τους περιορισμούς του νόμου σύμφωνα με την παρ. 
9 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να λάβουν γνώση της μελέτης και της δια¬ 
κήρυξης στα γραφεία της Τ.Υ. του Δήμου Δρυμαλίας, 
άπου και θα παραλάβουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες τα απαιτούμενα κάτωθι τεύχη Τεχνική περιγραφή, 
Τεχνικές προδιαγραφές, Ανάλυσης Τιμών (αναλυτικό 
τιμολόγιο), Τιμολόγιο μελέτης, Τιμολόγιο προσφοράς, 
Προϋπολογισμό μελέτης προϋπολογισμό προσφοράς, 
σχέδια, Συγγραφή υποχρεώσεων (Γενική και ειδική), Δια¬ 
κήρυξη, καταβάλλοντας παράβολο 30 ευρώ στο ταμείο 
του Δήμου. 

Αν δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα ή οι δοθείσες προσφο¬ 
ρές κριθούν ασύμφορες, η δημοπρασία θα επαναληφθεί 
την ερχόμενη Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2005 την ίδια ώρα 
και στο ίδιο μέρος. 

Δρυμαλία, 29 Νοεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΑΝΝΗΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 


Αριθμ. 7838 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ ΝΑΞΟΥ, διακηρύσσει ότι 
στις 27 Δεκεμβρίου 2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., 
στο Δημοτικό Κατάστημα Χαλκείου, ενώπιον της αρμό¬ 
διας επιτροπής θα διεξαχθεί μειοδοτική δημοπρασία με 
σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη εργολάβου: 
«Καθαριότητας και συγκέντρωσης απορριμμάτων στους 
σκουπιδότοπους του Δήμου Δρυμαλίας», με ανώτατο 
όριο τις εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €) με Φ.Π.Α. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί εργολάβοι καθαριό¬ 
τητας, και αποκομιδής απορριμμάτων. Η εγγύηση συμ¬ 
μετοχής στη δημοπρασία ορίζεται στα ποσό των δύο 
χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) αναγνωρισμένης τράπεζας 
ή γραμμάτιο είσπραξης του Τ.Π.Δ. και θα απευθύνεται 
προς το Δήμο Δρυμαλίας. Επίσης θα προσκομίσουν 
υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν 
ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και θα τους 


τηρήσουν ως έχουν και ότι έχουν εκτελέσει παρόμοι¬ 
ες εργολαβίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν 
πληροφορίες στα Γ ραφεία του Δήμου Δρυμαλίας, στα 
τηλέφωνα 22850-32624. 

Αν η δημοπρασία αποβεί άκαρπη ή ασύμφορη, θα 
επαναληφθεί στις 3 Ιανουάριου 2006 ημέρα Τρίτη την 
ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. 

Δρυμαλία, 29 Νοεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΑΝΝΗΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αριθμ. 7836 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ ΝΑΞΟΥ, διακηρύσσει ότι 
στις 27 Δεκεμβρίου 2005 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., 
στο Δημοτικό Κατάστημα Χαλκείου, ενώπιον της αρ¬ 
μόδιας επιτροπής θα διεξαχθεί μειοδοτική δημοπρασία 
με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη εργολά¬ 
βου: «Καθαριότητας, συντήρησης και αποκατάστασης 
βλαβών των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της 
διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Δρυμαλίας για το 
έτος 2005», με ανώτατο όριο τις εκατόν είκοσι πέντε 
χιλιάδες ευρώ (125.000,00 €) με Φ.Π.Α. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί εργολάβοι καθαρι¬ 
ότητας συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των 
Δικτύων Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Η εγγύηση συμ¬ 
μετοχής στη δημοπρασία ορίζεται στο ποσό των δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €) αναγνωρισμέ¬ 
νης τράπεζας ή γραμμάτιο είσπραξης τον Τ.Π.Δ. και θα 
απευθύνεται προς το Δήμο Δρυμαλίας. Επίσης θα προ¬ 
σκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 στην οποία θα 
δηλώνουν ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης 
και θα τους τηρήσουν ως έχουν και ότι έχουν εκτελέσει 
παρόμοιες εργολαβίες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
λάβουν πληροφορίες ατα Γ ραφεία του Δήμου Δρυμα¬ 
λίας, στα τηλέφωνα 22850-32624. 

Αν η δημοπρασία αποβεί άκαρπη ή ασύμφορη, θα 
επαναληφθεί σης 3 Ιανουάριου 2006 ημέρα Τρίτη την 
ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο. 

Δρυμαλία, 29 Νοεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΑΝΝΗΣ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Αριθμ. 7832 

Ανακοινώνεται ότι την 22α του μηνός Δεκεμβρίου 
2005, θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στα γραφεία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Δρυμαλίας, μειοδοτικός 
διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με επι- 
μέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί 
τοις εκατό, κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών, επί 
των τιμών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού της 
μελέτης (άρθρο 7 του π.δ. 609/1985), για την ανάδειξη 
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εργολάβου εκτέλεσης του έργου, «Ανακατασκευή καλ- 
ντεριμιών και αναπλάσεις χώρων (ΑΣΠΑ) Απεράθου». 

Ώρα λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00 
π.μ. ώρα. 

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου, θα γίνουν 
σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α. Του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συ¬ 
ναφών θεμάτων». 

β. Του π.δ. 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων'Εργων». 

γ. Του ν. 2229/1994, τροποποίηση και συμπλήρωση του 
ν. 1418/1984. 

δ. Του π.δ. 286/1994, τροποποίηση διατάξεων του 
π.δ. 609/1985 και π.δ. 402/1996. 

ε. Των π.δ. 76/1985 και π.δ. 171/1987, που αναφέρονται 
στην εκτέλεση έργων Ο.Τ.Α. 

ζ. Των ν. 2372/1996 και ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 25Α/9.2.1998) 
και του π.δ. 410/1995. 

η. Το ν. 3263/2004 (Φ.Ε.Κ 179 Α /28.9.2004). 

Ο προϋπολογισμός της δαπάνης του έργου που θα 
δημοπρατηθεί είναι 53.000,04 ευρώ, μαζί με το Φ.Π.Α. 

Η προθεσμία που θα τελειώσει το έργο ορίζεται σε 
οκτώ ημερολογιακούς μήνες. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 938,00 
ευρώ και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμμάτιου εισπράξεως του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Στη δημοπρασία μπορούν να πάρουν μέρος εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες επιχειρήσεων 
εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α1 ή Α2 ή 1ης τάξης, για 
έργα οικοδομικά, καθώς και εμπειροτέχνες που να είναι 
εγγεγραμμένοι στο οικείο Νομαρχιακό ταμείο και να 
καλύπτουν το ποσό του προϋπολογισμού του έργου για 
έργα οικοδομικά σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 16 
του ν. 1418/1984. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν 
γνώση της μελέτης και της διακήρυξης στα γραφεία 
της Τ.Υ. του Δήμου Δρυμαλίας, όπου και θα παραλάβουν 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τα απαιτούμενα 
κάτωθι τεύχη Τεχνική περιγραφή, Τεχνικές προδιαγρα¬ 
φές, Ανάλυσης Τιμών (αναλυτικό τιμολόγιο), Τιμολόγιο 
μελέτης, Τ ιμολόγιο προσφοράς, Προϋπολογισμό μελέ¬ 
της προϋπολογισμό προσφοράς, σχέδια, Συγγραφή υπο¬ 
χρεώσεων (Γενική και ειδική), Διακήρυξη, καταβάλλοντας 
παράβολο 30 ευρώ στο ταμείο του Δήμου. 

Αν δεν επιτευχθεί αποτέλεσμα ή οι δοθείσες προσφο¬ 
ρές κριθούν ασύμφορες, η δημοπρασία θα επαναληφθεί 
την ερχόμενη Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2005 την ίδια ώρα 
και στο ίδιο μέρος. 

Δρυμαλία, 29 Νοεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΑΝΝΗΣ 

-♦- 

(24) 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 

Αριθμ. 731 

Ανακοινώνουμε ότι ο Πρόεδρος του Ν.Π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» διενερ¬ 
γεί ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια πετρελαίου 
θέρμανσης για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του 
Δήμου Πετρούπολης, με αριθμό διακήρυξης 731/2005. 


Προϋπολογισμού: 21.420,00 € με το ΦΠΑ. 

Τόπος παράδοσης Πετρούπολη (επί μέρους Παιδικοί 
Σταθμοί). 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 13.12.2005 
ημέρα Τρίτη και μέχρι την ώρα 11:00 π.μ., στο γραφείο 
των Παιδικών Σταθμών στον 1° όροφο του Δήμου Πε¬ 
τρούπολης. 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: την ίδια ημέ¬ 
ρα και ώρα όπως παραπάνω αναφέρεται. 

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά με τα δικαι- 
ολογητικά που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 9 της 
διακήρυξης του διαγωνισμού και σύμφωνα με τις ισχύου- 
σες διατάξεις του π.δ. 28/1980, του ν. 2539/1997, του π.δ. 
410/1995 και των σχετικών συμπληρωματικών διατάξεων 
του Υπ. Εσωτερικών και της Περιφέρειας Αττικής (ή της 
Νομαρχίας Αθηνών). 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό 
Τύπο μέχρι και την 11.3.2005. 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. 
έως 14:00 μ.μ. από το γραφείο των Παιδικών Σταθμών 
του Δήμου Πετρούπολης, Κ. Βάρναλη 76-78, Τηλ. 210- 
5065408, ΦΑΞ: 210-5065451, από την Τογγελίδη Αννα. 

Πετρούπολη, 30 Νοεμβρίου 2005 

Ο Πρόεδρος κ.α.α. 

Η αρμόδια υπάλληλος 
ΑΝΝΑ ΤΟΓΓΕΛΙΔΗ 
-♦- 

(25) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΑΠΟΚ/ΣΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ 

Αριθμ. 10937 

Ο Δήμαρχος Δήμου Μεσσάτιδος προκηρύσσει ανοικτό 
δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για 
την κατασκευή του έργου «Αποχέτευση ομβρύον Οβρυ- 
άς», με το σύστημα του ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4α του 
ν. 1418/1984 και του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985 και όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του π.δ. 218/1999 και το 
ν. 2940/2001, προϋπολογισμού 25.102,74 € και συνολικού 
προϋπολογισμού με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 29.988,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 22.12.2005 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δη¬ 
μοτικό Κατάστημα Μεσσάτιδος, στην έδρα του Δήμου 
Μεσσάτιδος του Ν. Αχάΐας ενώπιον της αρμόδιας επι¬ 
τροπής. Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί 
η δημοπρασία, τότε θα διενεργηθεί την 5.1.2006 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το από πόρους ΘΗΣΕΑ 
με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2005, 40.000,00 €. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ ΠΕ.ΧΩ,Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
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τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) τσο Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Επίσης γίνονται δεκτές και επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για αντιστοιχία έργα, 
που ασκούνται από πρόσωπα που πληρούν τις προϋ¬ 
ποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
π.δ. 225/1993 (ΦΕΚ Α’91). 

Για το δωγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λπ. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και του ν. 3263/2004. 

Η Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 510,00 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επκλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου εκατόν 
είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Μεσσάτιδος στο Δημαρχείο, στην Οβρυά του 
Ν. Αχα'ίας (Αρμόδιος: Π. Λιάκου τηλ. 2610/525775) ή στην 
Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Ν. Αχαΐας Τσαμα- 
δού 48, Πάτρα (Αρμόδιος: Ειρ. Σπάθή τηλ. 2610/315440) 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν γνώση 
της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στους ενδιαφε¬ 
ρομένους μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και το 
αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από 
την υποβολή σχετικής αίτησης στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχάΐας 
(Αρμόδια Βελλοπούλου Φ., τηλ.: 2610-316.798). 

Μεσσάτιδα, 30 Νοεμβρίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΙΤΣΙΔΑΣ 

-♦- 

(26) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΙΝΗΣ 

Αριθμ. 695 

Γίνεται ορθή επανάληψη της 6678/16.11.2005 περίληψης 
διακήρυξης δημοπρασίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ 
ΜΑΡΑΟΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΣΙΝΗΣ ως προς 
τα εξής: 

• Τον τρόπο διενέργειας δημοπρασίας, η οποία θα 
γίνει με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκ¬ 
πτωσης επί του προϋπολογισμού της μελέτης. 


• Την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας, η οποία 
θα γίνει στις, 19 Δεκεμβρίου 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10 π.μ. και σε περίπτωση που αποβεί άγονη θα επαναλη- 
φθεί στις 29.12.2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 π.μ. 

Δρέπανο, 28 Νοεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ 

-♦- 

(27) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ©ΕΡΜΟΥ 

Αριθμ. 8435 

Ο Δήμαρχος Δήμου ©ΕΡΜΟΥ προκηρύσσει ανοικτό 
δημόσιο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για 
την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΜΦΙΟΥ» , με το σύστημα του επιμέρους 
ποσοστού έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 παρ. 4α του ν. 1418/1984 και του άρθρου 6 του 
π.δ. 609/1985 και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 
του π.δ. 218/1999 και το ν. 2940/2001, προϋπολογισμού 
18.183,30 € (χωρίς Αναθεώρηση και Φ.Π.Α) και συνολικού 
προϋπολογισμού με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 22.610,00€ 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 22.12.2005 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο 
Δημοτικό Κατάστημα ©έρμου, στην έδρα του Δήμου 
©έρμου του Ν. Αιτωλοακαρνανίας ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία, τότε θα διενεργηθεί την 29.12.2005 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Τα έργο χρηματοδοτείται από το από Πιστώσεις 
του Δήμου με υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2005 
21 . 000,00 €. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

- Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ, Α1 τάξης και άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, βάσει 
του ν. 2940/2001 και της Δ17α/02/59/Φ.Ν. 430/8.8.2002 
Απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 1081/20.8.2002). 

- Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για αντί¬ 
στοιχα έργα, που ασκούνται από πρόσωπα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του π.δ. 225/1993 ΦΕΚ Α’ 91 

Γ ια τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λπ. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και του ν. 3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
πασά των 364,00 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν.3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου ΕΝΝΕΝΗ- 
ΝΤΑ (90) ημερολογιακές ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου στο Δημαρχείο, ή στην Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης Αυτ/ 
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σης και Αποκ/σης Ν. Αιτ/νίας, Κύπρου & Λεβίδου Μεσο¬ 
λόγγι), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να λάβουν 
γνώση της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Αιτ/νίας μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας(της ημέρας 
ταυ διαγωνισμού μη συμπεριλαμβανομένης) έναντι του 
ποσού 10 €. 

Θέρμο, 29 Νοεμβρίου 2005 
Ο Δήμαρχος 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΡΦΥΡΗΣ 

-♦- 

(28) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Αριθμ. 7316 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Αγίου Δημητρίου Ν. Ιωαννίνων 
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με 
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς 
με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του ν. 1418/1984 ν.2576/1998 και ν. 2940/2001 καθώς 
και των εκτελεστικών των διαταγμάτων των π.δ./των 
472/1985, 609/1985,171/1981 όπως ισχύουν σήμερα και του 
ν. 3263/2004 και τους όρους της αριθμ. 570/2005 εγκεκρι¬ 
μένης μελέτης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου: «Ανάπλαση πλατείας και διαμόρφωση αίθουσας 
πολλαπλών χρήσεων στο Δ.Δ Τερόβου του Δήμου Αγίου 
Δημητρίου» προϋπολογισμού δαπάνης μαζί με το Φ.Π.Α. 
96.400,00 € ήτοι: 

Α) Αξία δημοπρατουμένων εργασιών 59.238,10 € 

Β) Γ.Ε&Ο.Ε 10.612,86 € 

Γ) ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 10.485,14 € 

Δ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 622,30 € 

Φ.Π.Α 19% 15.391,60 € 

Σύνολο 96.400,00 € 

Η εγκεκριμένη πίστωση 96.400,00 € και προέρχε¬ 
ται ποσό 77.825,00 € από το ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ και ποσό 
18.575,00 € από ΣΑΤΑ 2005. 

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό κατάστημα την 
19.12.2005 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης 
προσφορών) ενώπιον της αρμόδια Επιτροπής. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτω¬ 
σης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο από 12%, προκει- 
μένου να υπογράφει η σύμβαση ο ανάδοχος υποχρεού- 
ται να προσκομίσει επιπλέον, πρόσθετη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ 2 του 
άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Κύριος του έργου είναι ο Δήμος Αγίου Δημητρίου στο 
όνομα του οποίου θα πρέπει να εκδοθεί η εγγυητική 
επιστολή. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% επί του προϋπο¬ 
λογισμού της μελέτης δηλαδή το ποσό των 1.608,00 € 
Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατό 
είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω, σύμφωνα με τα κατώτερα 
οριζόμενα όρια, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 


Α1 τάξη και άνω, σύμφωνα με τα κατώτερα οριζόμενα 
όρια, για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 
αϊτό κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία, τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 7 
του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία), υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985 και ειδικότερα κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο 
ΜΕΕΠ του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη 
και άνω, σύμφωνα με τα κατώτερα οριζόμενα όρια, για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 τάξη και άνω, 
σύμφωνα με ία κατώτερα οριζόμενα όρια, για έργα κα¬ 
τηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο η 
δημοπρασία δεν διεξαχθεί την 19.12.2005 τότε θα διεξα- 
χθεί την 29.12.2005 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, από τα 
γραφεία του Δήμου με την καταβολή των είκοσι (20)€. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ΤΥΔΚ 
Ιωαννίνων και τον Δήμο Αγίου Δημητρίου τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Αγία Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ 

-♦- 

(29) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

Αριθμ. 54707 

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου διακηρύσσει ότι στις 12 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 και από ώρα 12.30μ.μ εώς 1.00 μ.μ. 
ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Κερα¬ 
τσινίου θα μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες 
προσφορές για την ασφαλιστική κάλυψη κινητής και 
ακίνητης περιουσίας του Δήμου, για το χρονικό διάστη¬ 
μα από 1.1.2006 έως 31.12.2006. 
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Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 120.600,00 
ευρώ συν ΦΠΑ. 

Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τους ΚΑ10/6251, 
20/6253, 20/6255.001 του σκέλους των εξόδων του Δη¬ 
μοτικού Προϋπολογισμού του οικ. έτους 2006. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Κερατσινίου 
(Ελ. Βενιζέλου 200 και Μ. Ασίας) σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του π.δ. 28/1980. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί'Ελληνες και αλλο¬ 
δαποί προμηθευτές, νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλ¬ 
λοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να φέρουν εγγυητική επιστο¬ 
λή σε ποσοστό 5% του προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ). 

Πληροφορίες δίνονται από το αρμόδιο τμήμα προμη¬ 
θειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στο τηλέφωνο 4617455. 

Τα έξοδα για την δημοσίευση της παρούσης βαρύνουν 
τον προμηθευτή. 

Κερατσίνι, 29 Νοεμβρίου 2005 

Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΑΦΟΓΛΟΥ 

-♦- 

(30) 

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αριθμ. 32273 

Ο Δήμος Αιγάλεω θα διενεργήσει Τακτική Επαναλη¬ 


πτική Μειοδοτική Δημοπρασία, με σφραγισμένες προ¬ 
σφορές ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί 
τοις εκατό, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ», κατά το 
έτος 2006, προϋπολογισμού 450.000,00 ευρώ (με τον 
Φ.Π.Α. εκ ποσοστού 19%). 

Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάβ- 
τημα(Ι. Οδός 364 & Κάλβου) στις 13.12.2005 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 13.00 -13.30 (λήξη παράδοσης προσφορών). 

Στη Δημοπρασία μπορούν να συμμετάσχουν Έλλη¬ 
νες πολίτες, αλλοδαποί νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 
αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προ¬ 
μηθευτών. 

Οι προσφορές πρέπει να συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% του προϋπολογι¬ 
σμού της προμήθειας, δηλ. στο σύνολο 9.000,00 ευρώ. 

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας περίληψης δι¬ 
ακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. είναι η 30.11.2005. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
όρων της δημοπρασίας και τις τεχνικές προδιαγρα¬ 
φές όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, της Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών του Δή¬ 
μου, (1ος όροφος) επί της I. Οδού 364 και Κάλβου, τηλ. 
2105315491. 

Αιγάλεω, 30 Νοεμβρίου 2005 

Η Αντιδήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΗΛΙΩΝΗ-ΠΑΚΤΙΤΗ 





10700 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ίιίΐρ: νννννν.βί.ρΓ - β-ποδίΙ: \λ/θ5γπ3510γ @ βΐ.ρτ 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία 
Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Ολγας 227 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 


(2310) 423 956 
(210) 413 5228 
(2610) 638 109 
(2610) 638 110 
(26510) 87215 
(25310) 22 858 


ΛΑΡΙΣΑ -Διοικητήριο 
ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1 


(2410) 597449 
(26610) 89 122 
(26610) 89 105 
(2810) 300 781 
(22510) 46 654 
(22510) 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• ΓιαταΦΕΚαπό 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 βυΐΌ, προσαυξανόμενη κατά 0,20 θυτο για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 θυτο ανά σελίδα. 

Σε μορφή ΟΟ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

ευπο 

Τεύχος 

Περίοδος 

Ευπο 

Α' 

Ετήσιο 

150 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

Ετήσιο 

50 

Α 

3μηνιαίο 

40 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Ετήσιο 

50 

Α' 

Μηνιαίο 

15 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

50 

Β’ 

Ετήσιο 

300 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Ετήσιο 

100 

Β' 

3μηνιαίο 

80 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

5 

Β' 

Μηνιαίο 

30 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

200 

Γ 

Ετήσιο 

50 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Εβδομαδιαίο 

5 

Δ' 

Ετήσιο 

220 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε 

Μηνιαίο 

100 

Δ' 

3μηνιαίο 

60 




1 · Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ ειδικού ενδιαφέροντος σε μορφή οά-Γοπι και μέχρι 100 σελίδες σε 5 θυτο προσαυξανόμενη κατά 1 

1 θιιγο ανά 50 σελίδες. 






• Η τιμή πώλησης σε μορφή οά-Γοιτι δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 θυΐΌ ανά έτος. 


ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: 

τηλεφωνικά : 210-4071010, ίαχ: 210 - 4071010 ϊηΐΒτηεΙ: 

: ΗΗρ://νννννν.θ 1 . 9 Γ. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Σε έντυπη μορφή 


Από το ΙπΙθμίθΙ 


Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

225 € 

190€ 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

320 € 

225 € 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

320 € 

160€ 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

160 € 

95 € 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεωνΔΕΠ κτλ.) 

33 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

65 € 

33 € 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

10 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

645 € 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

225 € 

95 € 

Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') και Τέταρτο (Δ') 

- 

450 € 


1 Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 θυτο, ποσό το οποίο αφορά ταχυ¬ 
δρομικά έξοδα. 

1 Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ', Αναπτυ¬ 
ξιακών Πράξεων & Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, η τιμή προ¬ 
σαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής έτους 2005, κατά 25 θυτο ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος, για δε το τεύ¬ 
χος Α.Ε. & Ε.Π.Ε., κατά 30 θυΓΟ. 


1 Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 
και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512) .Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπρα¬ 
ξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

1 Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ. 

1 Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ϊ πϊθγπθϊ, με την καταβολή των αντίστοιχων πο¬ 
σών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

1 Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρο¬ 
μής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ. 

1 Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

1 Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 3 ΐην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

ί Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά._ 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00' έως 13.00' 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 














